15/3/2021 SGDOC 


MEMO N. : 1859/2021 


MAT. : Se adjunta acta tercera visita a terreno 
Ticnamar 10 de marzo 2021. 


EN PA Arica, 15/03/2021 


ARICA Y PARINACOTA 


Bl REGIO. AL 






DOCUMENTO ELECTRONICO 


DE  : BRUNO BOGGION! - Profesional DIT - División de Infraestructura y Transportes 
A : Jefe de División - División de Infraestructura y Transportes 


Maria Constanza: 

Junto con saludar, como Jefa de División de Infraestructura y Transportes, en relación a la Inspección 
Fiscal que se efectúa a la Restauración de la Iglesia de la Virgen de la Asunción de Ticnamar, se 
adjunta para su registro acta N*005 correspondiente a la tercera visita a terreno, efectuada el día 
miércoles 10 de marzo 2021. 

Se informa que a la fecha aun continúan partidas sin efectuar, existe modificación de materialidad y 
aumento de partidas, lo que a la fecha, no posee aprobación por parte de Inspector Fiscal. 

Se expresa que se presenta incumplimiento de convenio, que debería ser coordinado de forma 
conjunta con DIPIR, Unidad Jurídico y Administrador Regional, para lograr poseer claridad e 
instrucción como Inspector Fiscal de como GORE aplicara desarrollo de termino de obras. 

Quedo atento. 


saludos. 
BRUNO BOGGIONI RIVERA 
Profesional DIT 
División de Infraestructura y Transportes 
BBR / bbr 
DISTRIBUCION: 


Jefe de División - División de Presupuesto e Inversión Regional 

CRISTIAN QUINTEROS - Profesional - División de Presupuesto e Inversión Regional 

TANNIA CAROLINA BURGOS - Apoyo Jurídico - División de Presupuesto e Inversión Regional 
Jefe de División - División de Planificación y Desarrollo Regional 

LORENA CAROLINA STROMILLI - Experto - Oficina de Partes 


Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2* letra F y G de la Ley 19.799 
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